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25-5 ಸಾಲಿನ್‌ ಮಾಣಾಪಯಾಗ 


ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಲೆ.ಶೀ 
337-0-01-154 ರಡಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಂತಾಪುರ 


-|ಹೆದ್ದಾರಿ-19 ನ್ನುಎನ್‌.ಹೆಚ್‌- 


5054-04- 
ನಾಗಮಂಗಲ 
ಮಾರ್ಗರಾಜ್ಯ 

150ಎ) ಅನ್ನು 


ಹೊಣಕೆರೆ ಬಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ 


ಮತ್ತು ನಾಗಮಂಗಲ 


ತಾಲ್ಲೂಕು 
ಠಿ 


ದೇವಲಾಪುರ-ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ 
ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 


ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವ 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 


ರೂ.750.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, 
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ 
ಸಮಯ ಮುಗಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಕಾಮಗಾರಿ 


ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದೆ ಇರುವುದು 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ 


ಸರ್ಕಾರದ 


ನಾಗಮಂಗಲ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 1)ಕೋಳಾಲ, 
ತುರುವೇಕೆರೆ, ದಬ್ಬೆಘಟ್ಟ ಚಾಮಲಾಪುರ, ಅದ್ದಿಹಳ್ಳಿ, 
ಕಾಂತಾಪುರ ಮಾರ್ಗ ರಾಜ್ಯಹೆದ್ದಾರಿ ೫ 
(ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-150ಎ) ಅನ್ನು ಹೊಣಕೆರೆ ಬಳಿ 
ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಸರಪಳಿ: 1.00 
ರಿಂದ 550 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ ಅಬಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು 2)ದೇವಲಾಪರ 
ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ 
ಸರಪಳಿ 140 'ಂದ 5.00 ಕಿ.ಮೀ. ವರಿಗೆ “ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸಲು ರೂ.750.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಮೊತ್ತದ 
ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. 


ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್‌ 
ಕರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ, 
ದಿನಾಂಕ:14.09.2020 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕರಾರಿನ್ನ್ವಯ 


ದಿನಾಂಕ:13.03.2021ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ 
ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕಾಂತಾಪುರ ಮಾರ್ಗರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 


19(ಎನ್‌.ಹೆಚ್‌-150ಎ) ಅನ್ನು ಹೊಣಕೆರೆ ಬಳಿ 
ಸೇರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ 


ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದ್ದು, ಡಾಂಬರೀಕರಣ 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು 
ದೇವಲಾಪುರ -ಮಾರ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 


ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಚರಂಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮ 
ಜಿ.ಎಸ್‌.ಬಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 


ಆದರೆ ಪ್ರಸಕ್ಷ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌-19 ರ 
ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ. ಟಸಗಾರರ ಕೊರತೆಯೊಂದಾಗಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿ ತುಸು ಕುಂಠಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಕುಂಠಿತ ' ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ 
ಉಪವಿಭಾಗ ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಜರೂರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂತೆ 
ನೋಟೀಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು “ನಿಗಧಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ 


k ನರರು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 


ಕಸರ ಪಗ ಹತ್ತರಗಘ 
ಆ) |ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ'`ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದೆ 
ಕೂಡಿದ್ದು, ಅಂದಾಜು : ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ 
ಷ್‌ ಗೆ: k ರು: ದು 
i ಹ pr ಸ ಕ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು 
ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ |ನಟಿಯಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರತ 
ಈ ಬಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ರಮ ಕಿಗೊಳಲಾಗಿದೆ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಗುಣ ಭರವಸೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 
(ವಿವರ end ಆಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಫಲಿತಾಂಶ 
H poy 
sl 5 
ರಿ; 3 ವ 
ಗ ೧ಿನ್ನನಿತ್ವ ತಲ್ಲೂಕು ಕರಗ ದಿನಾಂಕ13.03.2021ಕ್ಕೆ  ಷೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು, 
ತೊಂದರೆಯಾಗುತಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಕರಾರು 
ಣು ಬ gy 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ: ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ # ಕಾಮಗನರಿಯನ್ನು ee 
ಕಾಮಕಾರಿಯನು. ಗುಣಮಟದಿಂದ ಹನವಾಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ "ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಉಪ 
ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು “ (ವಿವರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಟೀಸ್‌ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ನೀಡುವುದು]. . | ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ 
ಈ ಈ ಸಾವನ ನಬಂಧಪಡ ಸತಗವಾನಡ] ಸಾರ್ವಜನಿಕ ' ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ, ಅನುವು 


K © 
:| ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ : ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮವೇನು? (ಏವರೆ 


ಮತ್ತು ಇಲಾಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ 


ನೀಡುವುದು) 


ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗುವುದು. 


ಲೋಇ 24 ಸಿಕ್ಯೂಎನ್‌ 2021(ಇ) ' 
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(ಗೋವಿಂದ ಎಂ. ಕಾರಜೋಳ) 
ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, 

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 


